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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 413 

7 Αυγούστου 2009 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

Αριθμ. 8052 

Η Δήμαρχος ΝΙΓΡΙΤΑΣ διακηρύττει ότι εκτίθεται σε Δη¬ 
μόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα 
προσφοράς με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές τι¬ 
μολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων», η ανάδειξη αναδόχου 
Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» συ¬ 
νολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 
105.000 ΕΥΡΩ και προς Δημοπράτηση 87.994.31 €. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1.9.2009 ημέρα Τρίτη 
με ώρα λήξης 10.00 π.μ. στον ΔΗΜΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10.00 π.μ). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς 
που ισχύουν. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2 και Α1 αντίστοιχα του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 


ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 1759,89 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει 
να απευθύνεται στον Δήμο Νιγρίτας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης 
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Νιγρίτα, 4 Αυγούστου 2009 

Η Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΚΑ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Φαρρών προκηρύσσει ανοικτο δημόσιο 
διαγωνισμιό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
θεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ¬ 
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ», με το 
σύστημα προσφοράς των επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3669/2008, του ν. 3463/2006, του π.δ. 171/1987 και 
π.δ. 131/1998. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίας 
εργασιών: 

α) κατηγορία Καθαιρέσεις -Χωματουργικές εργασίες 
με προϋπολογισμό 8.083,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), 
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β) κατηγορία Οικοδομικές εργασίες - Τεχνικά έργα με 
προϋπολογισμό 50.092,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), 

γ) κατηγορία Εργασίες Οδοποιίας με προϋπολογισμό 
10.736,60 € (δαπάνη Εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), 

δ) κατηγορία Εργασίες Επιστρώσεων με προϋπο¬ 
λογισμό 40.178,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), 

ε) κατηγορία Εργασίες Πρασίνου με προϋπολογισμό 
10.170,27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), 

στ) κατηγορία Εργασίες Ύδρευσης - Άρδευσης με 
προϋπολογισμό 364,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), 

ζ) κατηγορία Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού με προϋπο- 
λογισμιό 33.692,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), και 

η) κατηγορία Κτίριο Αποθήκης Αγροτικού Συνεταιρι¬ 
σμού με προϋπολογισμιό 28.617,98 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
130/28.5.2009 της Τ.Τ.Δ.Κ. Ν. Αχαίας, ανέρχεται στο ποσό 
των 181.936,03 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 219.555,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση, απο¬ 
λογιστικά - άσφαλτος και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.8.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Φαρρών, στην έδρα του 
Δήμου στη Χαλανδρίτσα Αχαίας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημια Δήμου Φαρρών στην 
έδρα του Δήμου στη Χαλανδρίτσα Αχαίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί μιε ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά μιε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται απόΊδιους πόρους του Δή¬ 
μου Φαρρών. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη εφόσον αυτές 
έχουν έδρα τους το νομό Αχαίας ή τον έχουν δηλώσει 
ως δεύτερο νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 
στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών εργασιών, εφόσον έχουν έδρα τους το νομό Αχαίας 
ή τον έχουν δηλώσει ως δεύτερο νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου «16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 3669/2008, του ν. 3463/2006, του 
π.δ. 171/1987 και π.δ. 131/1998. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων εξα- 
κοσίων ενενήντα Ευρώ (3.690,00 €) και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές 
ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Φαρρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Λ.Κ.) Δ/νσης 
Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα 
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(Αρμόδια: Φωτεινή Βελοπούλου τηλ. 2610 316798, 2610 
312201) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μεχοι και την Πέμπτη 20.8.2009 (και αν 
αυτή είναι αργία την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-314.894). 

Χαλανδρίτσα, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Αριθμ. 10285 

Ο Δήμος Ελλασόνας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 
παράγραφος 4 και 5 του ν. 3669/2008) επιλογή αναδό- 
χου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, 
για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 160.650,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 131.833,42, για 
αναθεώρηση 3.166,58, για Φ.Π.Α. 25.650,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 25.8.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Πέμπτη 3.9.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη 
και άνω με την ισχύ των κατώτατων ορίων για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 


ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη ΑΙ του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.637,00 ΕΥΡΩ., που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στο άρθρου 24 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Εφόσον 
ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή 
θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα έξι (6) μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 25.3.2010. 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή εί¬ 
ναι ο Δήμος ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με έδρα ΕΛΑΣΣΟΝΑ στην οδό 
6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 57 τ. κωδ. 40200 τηλ. 24930 24444 
ί&χ 24930 22444 θ-πηαίΙ: Ιγβΐ355οη3@ς)ηη3ίΙ.οοηη όπου οι 
διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους 
και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως 
ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
35 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
6.592,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για 
την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 
το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του 
προϋπολογισμού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του 
αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, 
ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς 
Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
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6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
57 παρ. 4 ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)), εφόσον η δυνατότητα χρη¬ 
σιμοποίησής τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε διακόσιες (200) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο 
σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση 
δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης 
προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 20.8.2009 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30 ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείεται η 
μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από 
οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ελασσόνα, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 9676 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλα¬ 
ση εισόδου Προσοτσάνης», δημοπρατούμενου προϋπο¬ 
λογισμού κατά την μελέτη 300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
α) κατηγορία οδοποιία με προϋπολογισμό 249.993,13 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία της τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έως και την Πέμπτη 27.8.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25223-50111, φαξ επικοι¬ 
νωνίας 25223-50129. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Χρήστος Χασάπης Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 1.9.2009 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδας ομοει- 
δών εργασιών του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας οδοποιίας εντός και εκτός νομού. Επίσης γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την Α2 ή 1η ή 
2η τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας εντός και εκτός 
νομού, του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. Επίσης γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από 
κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
κατά την τελευταία πενταετία, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.000,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180). 

Οι πιστώσεις είναι προερχόμενες από το Θησέα Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή Προσοτσάνης. 

Προσοτσάνη, 30 Ιουλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΡΑΛΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΚΩΝ 

Αριθμ. 4313 

1.0 Δήμαρχος Αλυκών Ζακύνθου, διακηρύττει ότι εκθέτει 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α 
του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) ως επίσης και των Δ/ 
των και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλε¬ 
ση του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ Μέσου Γερακαρίου 
με προϋπολογισμό 18.900,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25η Αυγούστου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Αλυκών 
του Νομού Ζακύνθου (Κατασταρι). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 Α21η για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει 
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, 
όπως και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχι¬ 
ακά Μητρώα αντιστοίχου διαβάθμισης. 

Η εγγύηση συμμέτοχης στην δημοπρασία είναι 318 
ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Αλυκών του Νομού 
Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδοντα στα γραφεία του 
Δήμου Αλυκών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω δι¬ 
εύθυνση και στα τηλέφωνα 2695083284. 

Κατοστάρι, 30 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 5044 

Ο Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ρόδου διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙ¬ 
ΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ». Ο προϋπολογισμός 
είναι 100.000,00 € για δύο (2) έτη, η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων είναι 24.8.2009 και ώρα 10:00. 
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5.000,00€. Η παροχή υπη¬ 
ρεσιών θα γίνει στους χώρους της Πανεπιστημιακής 
Μονάδας Ρόδου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι τουλάχιστον μέχρι 25.12.2009. Η 
χρηματοδότηση είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πληρωμή για τις παρε¬ 
χόμενες υπηρεσίες, θα γίνεται μηνιαία και αφού προη¬ 
γείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, για 


το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περισσότερα στοι¬ 
χεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο 
τηλ· 22410 99000, 22410 99022, ίαχ: 2241099022, αρμό¬ 
διος υπάλληλος Ανζέλ Τάταρη στο Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 
85100 Ρόδος. 

Μυτιλήνη, 5 Αυγούστου 2009 

Η Αντιπρύτανις 
ΧΡΥΣΗ Γ. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

Αριθμ. 3521 

1. Ο Δήμαρχος Αλιστράτης, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ», με προϋπολογισμό 30.400,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 24.874,49 ΕΥΡΩ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Ν. ΣΕΡΡΩΝ, μέχρι την Πέμπτη 3.9.2009. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321083483, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2321083474, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μόσχου Αθηνά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω 
σε συπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας επι των τι¬ 
μών τού Τιμολογίου της μελέτης του άρθρου 5 του ν. 
3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την 
τάξη Α1 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, 

γ) εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά μητρώα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 498,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ του Δήμου. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αλιστράτης. 

Αλιστράτη, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΜΑΔΕΜΛΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 

Αριθμ. 3813 

Ο Δήμαρχος Συβρίτου διακηρύττει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΡΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥ- 
ΒΡΙΤΟΥ» με προϋπολογισμό 18.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργα¬ 
σιών: α) Οικοδομικά με προϋπολογισμό 15.121,73€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν:α συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χαρτστζη 20, στο Ρέθυμνο. 
Τ.Κ. 74100 μέχρι τις 20.8.2009 πριν τη δημοπρασία. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ. 
28310-27040) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ίεχ 
επικοινωνίας 2831053943, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Παπαδάκης Μιχάλης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
στον οικισμό Αγία Φωτεινή του Δ. Συβρίτου του Ν. Ρε¬ 
θύμνης, την 25η του μήνα Αυγούστου 2009 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή εφόσον - ανή¬ 
κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Νομαρχιακό Μητρώο που τηρείται στη Ν.Α. 
Ρεθύμνου που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, δηλαδή εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 350,00 € που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Συβρίτου και ισχύος του¬ 
λάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
6 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΝΑ-ΣΑΤΑ Δήμου 
Συβρίτου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Συβρίτου. 

Αγία Φωτεινή, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ 

Αριθμ. 405 

Η Κοινότητα Οθωνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο¬ 


τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 
και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο 
τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/ 
1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
85/1995, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 50.286 ευρώ (με ΦΠΑ 19%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 25.8.2009 και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η 
για έργα και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρ¬ 
θρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, όπως 
και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 845 
ευρώ, και θα απευθύνεται προς την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩ¬ 
ΝΩΝ της Νομαρχιακής Αυτ/σης ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ της Νομαρχιακής Αυτ/σης 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφω¬ 
να 2663072132 - 2661081390 - 6932666004. 

Οθωνοί, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριθμ. 407 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΟΘΩΝΩΝ διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενι¬ 
αίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001 και τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202) το 
οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, καθώς και των Δια¬ 
ταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά 
την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα 
π.δ. 23/1993 και π.δ. 85/1995 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ, 
προϋπολογισμού δαπάνης 51.332,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19%). 
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Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού) στις 
1η του μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 
(που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2 και 
1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. Επίσης γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 
3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 216 ευρώ, 
και θα απευθύνεται προς την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΩΝ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΩΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 2663072132-2661081390-6932666004. 

Οθωνοί, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 07/3350 

1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι¬ 
ών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΗΣ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού: 53.097,35 + 
6.902,65 Φ.Π.Α. = 60.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται στη κατηγορία εργασιών ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 53.011,14 € 
(χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κλ,π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. Ν/Δ Καβάλας, οδός 
Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 ΘΒ, μέχρι τις 20.8.2009. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510291337, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510291377, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαργυρίου Μαρία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.8.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Καβάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών είναι το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις; 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες οπό ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, οπό ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

«Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περπττώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.060,22 Ευρώ και 
ισχύει τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχι¬ 
στον μέχρι 25.3.2010. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΈ.Ο 
Α.Ε., απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με υπ’ αριθμ. 
Δ3β/169/6-Κ/31.12.2007. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη¬ 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε {5} τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π. μ.). 

Καβάλα, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΝΔ 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. οικ. 07/8661 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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ΟΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ - ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», 
με προϋπολογισμό 870.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα): 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
490.009,44 

β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
230.077,43 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη τον διαγωνισμού (Διακήρυξη, τα έντυπα 
προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα της υπηρεσίας (οδός Μανουσογιαννάκη 6, όροφος 
6ος, γραφείο 602, τηλ. 299-237), μέχρι και την 1.10.2009, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 610.2009, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσι¬ 
ών Ν.Α.Θ. (οδός Μανουσογιαννάκη 6) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις 1η, 2η ανεξαρτήτως έδρας καθώς και στην 
3η τάξη εντός Νομού και σε 2° Νομό τάξεις για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: 

Τάξεις 1η, 2η ανεξαρτήτως έδρας καθώς και στην 3η 
τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό τάξεις για έργα, κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις Α2,1η, 2η ανεξαρ¬ 
τήτως έδρας τάξεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4.3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16, παρ. 7 του 
ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 14.402,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Θεσ/νίκης ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις τον ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ έτους 2007, ΣΑΕΠ - 008. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης. Αθλητισμού, Πο¬ 
λιτισμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης θεσ/νίκης. 

8. Η Δαπάνη προμήθειας για. τα έντυπα προσφοράς 
και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε 29 €. 

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2009 

Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 2302 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ με προϋπολογισμό 
455.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
402.637.17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Αγ. 
Ειρήνης 5 Καλλιμασιά 82100 Χίος, μέχρι τις 3.9.2009, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Ε 
Πληροφορίες οτο τηλέφωνο 2271351521, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2271351536, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αμπαζής Ιωάννης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Ιωνίας, στις 8.9.2009, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του 
ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, 
εφόσον ανήκουν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έχουν έδρα το 
νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι ο δεύτερος δηλούμενος 
νομός. Πρώτη και δεύτερη τάξη, για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έχουν έδρα οναν από τους υπόλοιπους 
νομούς καθώς και. αναβαθμισμένες κοινοπραξίες που 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ, 
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.055.00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΘΗΣΕΑΣ και ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ιωνίας. 

Καλλιμασιά, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΙΤΣΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5291 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού - Σχε- 
διασμού - Περιβάλλοντος Χωροταξίας - Δημ/Εργων 
και Υποδομών της Ν.Α. Ηλείας προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Φορτοεκφόρ- 
τωση-μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμέ- 
νων ελαφρού και βαρέως τύπου λυομένων αιθουσών 
διδασκαλίας και κατασκευή αύλειου χώρου για το ΕΕ- 
ΕΕΚ Δήμου Πύργου στο Ν. Ηλείας» με προϋπολογισμό 
430.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό: 
168.726,21€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε και απρόβλε¬ 
πτα), κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό: 

114.145,68 € και κατηγορία Η/Μ: 61.214,49 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ηλείας 
μέχρι τις 27.8.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδεινμα τύπου 
Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26213-60259 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26210-33278, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία. Αθ. Ρουμελιώτης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1.9.2009, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π. μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του 
άρθρου 6 του π.δ. 3669/2008. 

4. α) στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις. Α2 ή 1 ανεξαρτήτως έδρας ή 2Μ 
εφόσον έχουν σαν έδρα ή έχουν δηλώσει σαν 2° Νομό 
τον Νομό Ηλείας για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Α2 ή 
1Η ανεξαρτήτως έδρας ή 2Η εφόσον έχουν σαν έδρα ή 
έχουν δηλώσει σαν 2° Νομό τον Νομό Ηλείας για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και Α1, Α2 ή 1Η ανεξαρτήτως 
έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού¬ 
μενο έργο). 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: 7.001,37 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον (210) η μερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι (180) ημέρες. 

6. Το έργο Χρηματοδοτείται από ΚΑΕ 071.9483β.1 του Προ¬ 
ϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού - Σχεδι- 
ασμού -Περιβάλλοντος Χωροταξίας -Δημ/Εργων και 
Υποδομών Ν. Α. Ηλείας. 

Πύργος, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αριθμ. 51103 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα αττό οικονομική άποψη προσφορά για την 
υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσί¬ 
ου στην προσυμβστική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την 
λειτουργία νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών». 

Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί Αναπτυξιακό Πρόγραμ¬ 
μα «θησέας» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Η σύμβαση αφορά τη λήψη υπηρεσιών επιστημονικού 
συμβούλου όπως και συμβούλου διοίκησης επιχειρήσεων 
και συναφών υπηρεσιών ΟΡΟ 865,866. 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 87.000 Ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 23.9.2009, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, 
οδός Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124, στο 
Πρωτόκολλο, και θα ανοιχθούν στις 24.9.2009 και ώρα 
14.00 στο Δημαρχείο, στην ως άνω διεύθυνση. 

Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών είναι οι ενδιαφερόμενοι 
ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχο- 
ντες στο διαγωνισμό για δυο (2) μήνες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υπο¬ 
χρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική 
επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης το πλήρες κείμενο της 
διακήρυξης καθημερινά από το Γραφείο Αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων του Δήμου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8760335, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-6146421 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
α) Δημήτρης Αμίτσης και β) Μαρία Αλεξίου. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ 

Αριθμ. 4180 

1. Ο Δήμαρχος Γόμφων, προκηρύσσει μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση 
του έργοο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων», με 
προϋπολογισμό 180.660,00 €. 

Για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου θα 
εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 3669/2008, κάθε ισχύ- 
ουσα διάταξη σχετική με τα δημόσια και δημοτικά έργα, 
καθώς και τα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 96/2009 
μελέτης της ΤΥΔΚ Τρικάλων. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροόν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Λυ¬ 
γαριά Τρικάλων 10° χλμ Τρικάλων-Αρτας μέχρι και την 
Πέμπτη 20.8.2009. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431352123-52100, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2431352121, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Δημήτριος Φέκος. 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25.8.2009, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες (%) του άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.980,00 € και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Γόμφων. Θα έχει ισχύ του¬ 
λάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 138.975,48 € από 
το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και 41.684,52 € από το πρό¬ 
γραμμα ΣΑΤΑ του Δ. Γόμφων. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Γ όμφων. 

Λυγαριά, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 7103 

Ο Δήμαρχος Κρανιδίου προκηρύσσει επαναληπτικό 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Δ. ΦΟΥΡ¬ 
ΝΩΝ» με το σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 
35.001,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο αποτελείται από μία ομάδα εργασιών με 
προϋπολογισμό: 

α) Σκυροδέματα: Σ - 21.450,00 €. 

Επίσης προβλέπονται τα κονδύλια: Γ.Ε. και Ο.Ε: 3.861,00 €, 
Απρόβλεπτο: 3.796,65 €, Αναθεώρηση: 305,00 € και Φ.Π.Α.: 
5.588,40 €. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο του 
Δήμου Κρανιδίου, Μελίνας Μερκούρη 11, 21300 Κρανίδι 
(τηλ. 2754360027 Οικονομοπούλου), έναντι ποσού 20,00 € 
έως και την Πέμπτη 13.8.2009. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΛΒ υπόδειγμα τύπου Β, 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.8.2009 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στο Δημαρχείο Κρανιδίου. 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι δι¬ 
ατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- Ο ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

- Το άρθρο 20 παρ, 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΗ) περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. 

- Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 
25/1986) και 

- Το άρθρο 27 τον ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΒΚ Α' 137/24.8.1993). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 
κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε δι¬ 
άταξη (Νόμος, Π.Δ„ Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που δι- 
έπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ,Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ,) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενος από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνίορισμενων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην Ιδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των ρ,ργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
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συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 582,15 € η οποία θα απευθύνεται προς 
τον Δήμο Κρανιδίου και θα έχει, επί ποινή αποκλεισμού, 
χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών από την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημέρας. 

Κρανίδι, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 39532 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια δια¬ 
γωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3669/2008, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέ¬ 
λεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 
4.970.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α)κοτηγορίαΟΔΟΠΟΙΪΑ,μεπροϋπολογισμό4.070.437,52€ 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα και απο- 
λογιστικά-δαπάνη ασφάλτου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κλπ), οπό τα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λα¬ 
μιέων, Κραββορίτου 3 Λαμίας (τηλ 22310 20424, ΡΑΧ 22310 
22465) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 
3.9.2009 με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαμιέων 
(Πλατεία Ελευθερίας 8) ποσού εικοσιπέντε (25) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8.9.2009, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθε¬ 
σίας Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων». 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. - Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β. - Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες οηό ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδιο κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γιο την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΛΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι οπαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένοι στην 3η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (οναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος, 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 («κύριο κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφορ- 
μόζοντοι οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 81.409,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς τον Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι εννέα (9) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ 
766, με Κωδικό ΑριθμόΈργου 2009ΕΠ76600021 με εγκε¬ 
κριμένη πίστωση 3.400,000,00 € και με υπάρχουσα 
πίστωση το ποσό των 680,000,00 ΕΥΡΩ για το έτος 
2009. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λαμία, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2382 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 2381/29.7.2009 απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση 
του Έργου: Μετατροπή κτηρίου Παλαιού Δασαρχείου 
σε Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο» προϋπολογισμού 
499.543,44 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, προκηρύσσει Δημόσιο Μει¬ 
οδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 6 του ν. 3669/2008) για την εκτέλεση του πα¬ 
ραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
25.8.2009 ημέρα Τρίτη στις 10.00 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει έδρα 
στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3669/2008 γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτερα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν οη έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 


και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 8.320,00 ΕΥΡΩ,, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3669/2008 και την 
ανάλογη στρογγύλευση. 

Το έργο προϋπολογισμού 499.543,44 ευρώ με το 
ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρό¬ 
γραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ 
2009ΣΕ44000052) με υπάρχουσα πίστωση έτους 
150.000,00 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 20.8.2009. 

Καρπενήσι, 29 Ιουλίου 2009 

Ο Νομάρχης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 3471 

1. Η 2Η Ν.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Εργα συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού 
δικτύου». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 82.558,15 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Άρτας 
οδός Ταγ/χη Παπακώστα 6 στην Άρτα, μέχρι 20.8.2009. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63309 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26810-27332, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.8.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 
5 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξης πτυχίου Α1 και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.651,16 € και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ν.Π.Δ.Ε. 
(ΚΑΠ 2009). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας (2η ΝΕ ΝΑ Άρτας). 

Άρτα, 4 Αυγούστου 2009 
Ο Πρόεδρος 2ης Ν.Ε. 

ΘΩΜΑΣ ΣΑΛΛΑΣ 
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